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Op 13 juli 2015 heeft het Clusterhoofd Vergunningen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
namens het Dagelijks Bestuur het ontwerp projectplan waterberging Saenegheest vastgesteld. 


Ontwerp projectplan 

Het ontwerp projectplan voorziet in het volgende. In het gebied van de Zuurvenspolder gaat het 
hoogheemraadschap in samenwerking met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland een 
gebied van ruim 30 hectare integraal inrichten. In de Zuurvenspolder ligt een opgave om 14 hectare 
waterberging te realiseren. De provincie Noord-Holland heeft in dit gebied 20 hectare aangewezen als 
natuurgebied (Ecologische Hoofdstructuur). Daarnaast is er een opgave vanuit de 'Kaderrichtlijn water' 
om 1 è 2 kilometer natuurvriendelijke oever te realiseren. 


Om te komen tot een ontwerp voor de inrichting van het gebied zijn burgers, bedrijven en organisaties 
uit de omgeving in een vroeg stadium betrokken. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben omwo¬ 
nenden en belanghebbenden kunnen aangeven wat hun wensen en zorgen zijn over de toekomstige 
inrichting van het gebied. De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn verwerkt in het projectplan. 


De werkzaamheden bestaan uit de aanleg en verbreding van watergangen (met natuurvriendelijke oe¬ 
vers), het verlagen van een deel van de graslanden om in tijd van wateroverlast tijdelijk water te kunnen 
bergen, plaatsing van geautomatiseerde stuwen en vervanging en aanleg van dammen met duikers. 
Om een goed inzicht te geven zijn ook de andere onderdelen van het plan 'Waterberging Saenegheest' 
in het projectplan beschreven. Het plangebied ligt in de gemeente Bergen in de Zuurvenspolder ten 
oosten van de bebouwde kom van Bergen in Noord-Holland. 


M.e.r.-beoordeling 

Uit de m.e.r.-beoordeling is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. 


Inzage 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerp projectplan en de bijbehorende bijlagen zijn met ingang 
van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt het m.e.r.-beoordelingsbesluit en 
het ontwerp projectplan inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te 
openen. De bij het ontwerp projectplan behorende bijlagen kunt u inzien op de website 
WWW. h h n k. n l/saeneg h eest. 


Zienswijze 

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerp projectplan ter inzage is gelegd gedurende 
zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college 
van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de 
volgend manieren: 
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• Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon. 

• Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze. 

• Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met Jan Zijp, 072-582 8282. Van uw zienswijze wordt 
een verslag gemaakt. 

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze 
wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft 
tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, 
verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren. 


Procedure vaststelling 

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden 
gesteld een zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn 
voor het inbrengen van zienswijzen wordt het projectplan vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar 
aanleiding van ingebrachte zienswijzen. Na vaststelling van het definitieve projectplan is geen bezwaar 
mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden die eerder 
zienswijzen op het ontwerp van het projectplan naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben 
gebracht. 


Op het vast te stellen projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat in 
een eventueel in te dienen beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden belanghebbende 
aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe be¬ 
roepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in een eventueel beroepschrift te zijner tijd aan dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is. 


Informatie 

Voor meer kunt u zich wenden tot Jan Zijp, telefoonnummer 072-582 8282. 
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